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Onderwerp 

Kennisnemen van de voortgangsrapportage Rode Loper, eerste helft 2015 en instemmen met de 

voorgestelde besteding van vrijval. 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 

1260), 

Besluit: 

1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Rode Loper, eerste helft 2015, met 

a. de volgende inhoudelijke mijlpalen 

i. Januari: beantwoording motie 139: bij de nieuwe warenhuizen Rokin komen 400 inpandige 
fietsparkeerplaatsen. 

ii. Maart: officiële oplevering Damrak en kademuur en vaststelling van het definitief ontwerp 
(DO) Ferdinand Bolstraat. 

iii. April: vaststelling DO Muntplein en inspraak voorlopig ontwerp (VO) Beursgebied. 

iv. Juni: keuze voor ontwerp Mark Manders voor een fontein op het Rokin,. 

v. Juli: herinrichting Rokin westzijde en spoorvervanging Muntplein aanbesteed. Start werk¬ 
zaamheden: 7 september 2015. 

b. de verwachting dat de Rode Loper wordt gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders 
met een totaalraming van €104 miljoen en bijbehorende dekking waarvan over de voorziene 
(regionale) dekking van €11 miljoen nog formele besluitvorming moet plaatsvinden; 

c. waarbij de risico's in beeld zijn en beheersmaatregelen worden getroffen; 

d. de melding dat zowel de uitvoering als de voorbereiding tot stand komen onder grote 
tijdsdruk vanwege de koppeling aan in de gebruik name van de NZL. 

2. In te stemmen met de besteding van de vrijval van financiële middelen na afronding van de ver¬ 
nieuwing kademuur Natte Damrak: 

a. De middelen die terugvloeien aan de reserve 'Bruggen en Walmuren' (€ 330.000) deels in 
te zetten voor het aanschaffen van pontons in het Natte Damrak; 

b. De resterende vrijval van €670.000 terug te laten vloeien aan de Algemene Middelen conform 
het besluit de kademuur onder te brengen bij project Rode Loper (BD2013-003151). 


Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 
in zijn vergadering op 25 november 2015. 

De voorzitter 
mr. E.E. van der Laan 
De raadsgriffier 
mr. M. Pe 
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